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. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या 


दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 


करिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 


महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत वरुड नगरपरिषद रस्ते विकास प्रकल्प 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ६ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता 


समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, अमरावती विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या 
शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५४३/नवि-३३ 


शासन नणय:- निर्णय:- 
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या वरुड 
नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 
रस्त्याचे नांव कामाची 
किंमत 

प्रभाग क्र. ८ मध्ये इंदिरा चौक ते टेलिफोन ऑफिस ते सावता चौकपर्यंत रस्ता 

E Sal करून, रोड दुभाजक व विद्युतीकरण करून रस्त्याचा विकास करणे. २८५७१६१३ 
(लांबी-३५० मी./रुंदी-२४ मी.) 
प्रभाग क्र. २ मध्ये टाकरखेडे ]ोत ते पार्डी बोरांग रोड ते इलेक्ट्रिक डी.पी.पर्यंत 

२ (रस्ता रुंदीकरण करून, रोड दुभाजक व विद्युतीकरण करून रस्त्याचा विकास ५००४३७९२ 
णे. (लांबी-६३० मी./रुंदी-१८ मी.) 
वार्ड क्र.२ मध्ये एन. टी. आर. शाळेपासून ते सनराईज मुलीची शाळा कंपाऊंड पर्यंत 

: [. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-६५० मी./रुंदी-१८ मी.) हव्य तटा 
प्रभाग क्र. १२ मध्ये रंगरावजी टाकरखेडे शोत ते राजुरा रोड ते रेल्वे स्टेशनपर्यंत 

४ RET रुंदीकरण करून, रोड दुभाजक व विद्युतीकरण रोड दुभाजक व विद्युतीकरण ३९४९९४६२ 
करून करून रस्त्याचा विकास करणे.(लांबी-५४० मी./रुंदी-१५ मी.) 

ग वार्ड क्र. १ मध्ये केदारेश्वर धाम ते अंबिका देवस्थान ते टेंभूरखेडा रोड पर्यंत कॉ. रोड oe 
व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-६०० मी./रुंदी-१५ मी.) 
प्रभाग क्र. १ साई संगम कॉलनी येथे श्री.राजेंद्र देशमुख ते टेभूरखेडा रोड पर्यंत कॉ. 

; रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१९० मी./रुंदी-१२ मी.) ners 

ह वार्ड क्र. १० WaT विहार कॉलनी येथे श्री. दिपकराव वानखडे ते इलेक्ट्रीक डी.पी. ee 
पर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१०३ मी. /रुंदी-१२ मी.) 
वार्ड क्र. १४ साईसहवास कॉलनी येथे इलेक्ट्रीक डी.पी. ते श्रमसाफल्य फार्म व 

८ एच. जी. गोडाउन ते शिरसाम यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. | २००९८४३१ 
(लांबी-४५० मी./रुंदी-१२ मी.) 
वार्ड क्र. २ वृंदावन नगर येथे श्री. संजय जिचकार ते श्री. अनिल काळे यांच्या 

$ घरापर्य कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-२६५ मी./रुंदी-१२ मी.) eee 

ie ‘ वार्ड क्र. १ मधुबन कॉलनी येथे स्टेट बंक ऑफ इंडिया रोड ते कंपाऊंड वाल पर्यंत ar 
T. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-३२० मी./रुंदी-१२ मी.) 

oo : वार्ड क्र.१ कृष्णार्पण कॉलनी येथे श्री. मनोज रानोटकर ते श्री. भानुदास लांडे यांच्या ee 
घरापर्यंत पर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे.(लांबी-१७० मी./रुंदी-९ मी.) 

१२ वार्ड क्र.१ PON कॉलनी येथे CHRIST रोड श्री. अमोल देशमुख यांच्या ७२११२४८ 
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रस्त्याचे नांव कामाची 
किंमत 

घराजवळ ते श्री. विजय सालोदे यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. 
(लांबी-२२५ मी./रुंदी-९ मी.) 

व्र वाड क्र.१ कृष्णार्पण कॉलनी येथे खुल्या जागेजवळ पर्यंत कॉ. रोड व नाली Pe 
बांधकाम करणे.(लांबी-५० मी./रुंदी-९ AT) 

6 वार्ड क्र. १ सिद्धीविनायक पार्क येथे CHRIST रोड श्री. अजयकुमार राठी यांच्या वा 
घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे.(लांबी-१५५ मी./रुंदी-९ मी.) 

द्द वार्ड क्र. १ सिद्धीविनायक पार्क येथे श्री. किशोर चाफले ते श्री. अतुल आजनकर का 
यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे.(लांबी- ८५ मी./रुंदी-९ मी.) 

व वार्ड क्र. १ सिद्धीविनायक पाक येथे श्री. बोकडे ते श्री. पंडागळे यांच्या घरापर्यंत कॉ. ee 
रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-४५ मी./रुंदी-९ मी.) 

A वार्ड क्र.१ सिद्धीविनायक पार्क येथे श्री. जगदीडा नागले ते श्री. गवतकर यांच्या लालती 
घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-४५ मी./रुंदी-९ मी.) 

् वार्ड क्र.१ सिद्धीविनायक पार्क येथे श्री. सचिन पवार ते उर्दु शाळेच्या कंपाऊंडपर्यंत oe 
1. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-४५ मी./रुंदी-९ मी.) 

डोर वाड क्र.१ विवेकानंद कॉलनी येथे Foals रोड कृष्णा टायर ते श्री. अकर्ते यांच्या ence 
घरापर्यंत कॉ. WS व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१३० मी./रुंदी-९ मी.) 
वार्ड क्र.१ विवेकानंद कॉलनी येथे श्री. गुलाबराव भगत ते श्री. वसंत दुपारे यांच्या 

%° lem कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१०० मी./रुंदी-९ मी.) दशक, 

व वार्ड क्र. २ वृंदावन नगर येथे श्री. राहाटे ते आदर्श प्रायमरी शाळेपर्यंत कॉ. रोड व ममत 
ही बांधकाम करणे. (लांबी-२१५ मी./रुंदी-९ मी.) 
वाड क्र. २ संभाजी नगर येथे एन. टी. आर. शाळा ते श्री.रामदासजी फुले ते श्री. 

२२ ३ यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे.(लांबी-२३५ मी./रुंदी-| ८०१७५०२ 
९ मी.) 
वार्ड क्र.२ आदित्य नगर येथे श्री. दवंडे ते श्री.मंगेश भुयार यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड 

शी व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-२०५ मी./रुंदी-९ मी.) कि 

क वार्ड क्र. २ आदित्य नगर येथे श्री. दिगांबर बावणे ते श्री.संदीप राठोड यांच्या न्या 
घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-९० मी./रुंदी-९ मी.) 

ग वार्ड क्र. २ संभाजी नगर येथे श्री. निकंठराव नेवले ते श्री.पंडागळे यांच्या घरापर्यंत कातळ 
[. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१४५ मी./रुंदी-९ मी.) 
वार्ड क्र. ३ वृंदावन कालनी येथे श्री. STATS ते वरुड-पांढुरणा अप्रोच रोडपर्यंत कॉ. 

es रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१८५ मी./रुंदी-९ मी.) ene 
वार्ड क्र. ३ मातोश्री कोलनी येथे श्री. निकम ते पार्डी बोरांग रोड ते श्री. देविदास 

२७ २२१७६०७ 


तरसे यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-६५ मी./रुंदी-९ 
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se रस्त्याचे नांव कामाची 
किंमत 
भी.) 
वि वार्ड क्र. १० गणेश विहार येथे शिवधाम मंदिर रोड ते श्री. दुर्ग यांच्या घरापर्यंत कॉ. काक 
रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-९५ मी./रुंदी-९ मी.) 
वार्ड क्र. १० गणेशा विहार येथे श्री. रामभाऊ सोनोने ते श्री. दीपकराव वानखडे 
२३ यांच्य घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-२२५ मी./रुंदी-९ मी.) व रग 
वि वार्ड क्र. ६ सूर्या कॉलनी येथे श्री. पोटदुखे ते श्री. संकेत धोटे यांच्या घरापर्यंत कॉ. eae 
रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१६५ मी./रुंदी-९ मी.) 
se वार्ड क्र. २ विठ्ठल नगर येथे अमबाडकर दवाखाना ते श्री. लक्ष्मी नारायण यांच्या णाल 
घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१४० मी./रुंदी-९ मी.) 
वाड क्र. २ विठ्ठल नगर येथे मैत्री फार्मा ते श्री. सुधाकर राउत यांच्या घरापर्यंत HT. 
त रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-१७५ मी./रुंदी-९ मी.) हट 
वार्ड क्र. १० रुख्मिणी विहार येथे ओम साई गिफ्ट सेटर ते शिवधाम पर्यंत कॉ. रोड 
9 व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-३४५ मी./रुंदी-९ मी.) ण 
es प्रभाग क्र १ येथे श्री पद्मश्री कांडलकर ते श्री जगदीशा वानखडे यांचे घरा पर्यंत कॉ. ae 
रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-२०० मी./रुंदी-९ मी.) 
शा वार्ड क्र. १४ श्रीराम कॉलोनी येथे अमरावती वरुड रोड ते श्री सिनकर यांचे घरा ता 
परेंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-३०० मी./रुंदी-९ मी.) 
वाड क्र. १४ साईराम कॉलनी येथे श्री. यावले ते वरुड मोशी रोड ते श्री. अनिलराव 
३६ भुते यांच्या घरापर्यंत कॉ. रोड व नाली बांधकाम करणे. (लांबी-२०० मी./रुंदी-९ ६८२३४०६ 
भी.) 
एकुण (रुपये) ४०५४५७६२८ 
Royalty Charges ७४२१०१३ 
Add GST 9¢ %| ७२९८२३७३ 
Labour Insurance 9% ४०५४५७६ 
Quality Control Charges ३७५४९४२ 
Electrification (७985 १८९१७९६३२३ 
Pole Shifting Charges 6300000 
Gross Total) 49&¢¢2884 
Say Rs| ५१.६९ Cr. 
कार्यादेश 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा ही] दिनांकापासून 


१२ महिने 
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०२. वरुड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
Es नागरी स्थानिक योजनेची लन रक eee 
अ वक केकी मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या ae 
किंमतीच्या ८५%) किंमतीच्या १५%) 
हि 2 3 6 4 
=| वरुड रु. ५१.६९ रु. ४३.९४ रु. ७.७५ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार वरुड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास 


प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 

अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 
१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन वरुड नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 
२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक 
अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


1) 


बंधनकारक सुधारणा :- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू 
नोंद सुधारणा याची १०० Cah अंमळबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 
४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 


करणे आवश्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते 
पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील. 
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II) 


१, 


वैकल्पिक सुधारणा:- 

मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 
भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 


जलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


9. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा 
(Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व 
कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या 
प्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा 


निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्‍यक 
राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर 
बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची 
रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद 
प्रशासन संचाळनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
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प्रशासन संचाळनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास 
प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 


राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर 
प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या हिउऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल 
त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने cafes) रक्‍कम प्रदान करावी. 
यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ 
येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी wad त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा 
त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर 
स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


=) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेडा व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा वरुड नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, वरुड नगरपरिषद यांची राहील. 


. वरुड नगरपरिषदेस दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर रस्ते 


विकास प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सदर रस्ते विकास प्रकल्पाचे 
कार्यादेश निर्गमित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, वरुड नगरपरिषद 
यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 
या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनि:स्सारण अश्या कामांसाठी पुन्हा खोदावे 
लागणार नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, 
सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात 
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आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी 
यांची राहील. 

६. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

७. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 
वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 

८. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 
खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 

इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 

«» महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, 
अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल siete) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तद्‌नंतरच 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत Host जाईल. 

फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 

१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आव्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आव्यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 

१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 
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२. 


सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 


नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक 
राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती :- 


१, 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या 
करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शा्तींची पूर्तता 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३१२१५१२१०४५७८२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 
ANDGE 

S H R | KA N गृ DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


{ A N D G E email=shrikant.andge@nic.in, 
c=US 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,पमुंबई. 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 


१०. विभागीय आयुकत, अमरावती. 
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११. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अमरावती. 
१४. मुख्याधिकारी, वरुड नगरपरिषद, वरुड. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 
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